aoi 


REGLEMENT 

POUR 

LES  TRAVAUX  PUBLICS, 

jÎ  R R Ê t Ê par  le  Confeil  général  du  Département  de 
la  Seine  inférieure 9 dans  fa  Séance  du  il  Décem- 
bre ij$i. 


ROUTES. 

TITRE  PREMIER. 

Articles  g e*  n e9  r a u x. 

I. 

Dans  la  diftribution  des  fonds  de  prestation  pour 
les  chemins  , comme  dans  la  diftribution  des  Travaux 
publics  , l’intérêt  général  doit  l’emporter  fur  l’intérêt 
particulier, 

; , I I. 

Les  fonds  deftinés  aux  Travaux  publics  font  com- 
muns à tout  le  Département. 

I I I. 

Il  ne  doit  pas  refter  dans  chaque  Diftriéfc  une  por- 
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tion  déterminée  & proportionnelle  de  Ton  impofition 
de  Preftation  7 pour  y être  exclufivement  employée. 

I V. 

• a \ . ■ vj  V / Ju 

Toutes  les  routes  commencées  feront  terminées 
avant  qu’on  fafle  ou  qu’on  exécute  aucune  entreprife 
nouvelle. 


Aucune  rôute  nouvelle  ne  fera  déterminée  , fans 
avoir  auparavant  pris  l’avis  des  Diftriéts  , qui  feront 
tenus  de  confulter  les  Municipalités  intérelfées. 

VI. 

Les  dénominations  de  Routes  de  première,  deuxieme 
& troifieme  clafles  ne  feront  confervées  que  quant  à l’i- 
diome , & n’influeront  en  rien  fur  l’application  des  prin- 
cipes ci-devant  arrêtés. 

V I I. 

Les  routes  commencées  feront  clalfées  pour  être 
terminées  en  raifon  de  leur  néceflité,  de  leur  degré  d’a- 
vancement, & des  plus  grandes  communications  qu’elles 
ouvriront. 

VIII. 

Sur  les  fonds  deftinés  aux  travaux  des  routes  , il 
fera  prélevé  la  fournie  néceffaire  pour  leur  entretien. 


^<0.0° 


Adjudications , 


Des  opérations  préparatoires  aux 

A R T I C I<  E PREMIER. 

Le  Confeil  de  Département  délibérera  , tous  les  ans  , 
fur  les  travaux  qui  devront  etre  executes  pendant  1 an1 
née  fuivante. 
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I V. 


Les  Ingénieurs  des  Diftriéts  feront  également  tenus 
de  remettre  chaque  mois  , au  Dire&oire  du  Diftriél  , 
l’état  de  fituation  des  travaux  exécutés  dans  l’étendue 
du  Diftriét , & à chaque  Seflion  du  Confeil  du  Diitrid 
l’état  général  defdits  travaux. 

y. 

Lorfque  le  Confeil  de  Département  fe  fera  déter- 
miné , fur  le  choix  des  travaux  à entreprendre  , l’Ingé- 
nieur en  chef  fera  faire  les  Projets  & Devis  eftimatifs 
contenant  toutes  les  indications  néceffaires  fur  la  nature 
des  terrains  de  chaque  attelier  ; fur  la  fituation  des  car- 
rières & leur  diftance  ; fur  l’efpece  & la  qualité  des 
matériaux  j fur  leur  prix,  tant  pour  l’extraéïion  , que 
pour  le  tranfport , & celui  delà  main-d’œuvre  , relative 
aux  différents  ouvrages  : en  forte  que  cette  apprécia- 
tion détaillée  approche  , le  plus  qu’il  fera  poffible , de 
la  dépenfe  qu’il  y aura  à faire  ; & il  la  remettra  au 
Diieétoire  de  Département. 

- V I. 

Les  Ingénieurs  feront  tenus  , lorfqu’Ps  s’occuperont 
du  toifé  des  terrains  & bâtiments  pris  pour  les  routes 
d’appeller  avec  eux  deux  Commiffaires  de  la  Municipa- 
lité dans  laquelle  les  terrains  font  fitués  , ou  de  la  Mu- 
nicipalité voifine  ; à l’effet  de  faire  une  évaluation  ap- 
proximative, même  de  la  faire  agréer  par  le  Proprié- 
taire , s’il  y a lieu  : & ils  en  formeront  un  état  , qui 
fera  préfenté  au  Confeil  général,  lors  delà  distribution 
des  routes  neuves. 


/ 


$ 

V I I. 

Comme  il  efl  de  l’intérêt  public  que  les  entreprifes 
foient  à la  portée  d’un  grand  nombre  d’enchériffeurs , 
chaque  partie  de  route  neuve  ou  à l’entretien  fera  di- 
vifée  dans  le  plus  grand  nombre  d’atteliers  qu’il  fera 
poffible  ; & lorfque  les  Direéloires  de  Diflriéls  auront 
remarqué  qu’une  divifion  , en  plus  petites  parties  , aurait 
été  convenable  , ils  devront  en  faire  l’obfervation  au 
Directoire  de  Département. 

VIII. 

Il  fera  employé  dans  tous  les  Devis  une  contrainte 
pécuniaire  , jufqu’à  concurrence  du  quart  du  prix  de 
l’adjudication  , contre  l’Entrepreneur  qui  laifferait  fon 
ouvrage  imparfait,  & contre  fa  caution. 

IX. 

Tout  Entrepreneur  ne  pourra  , fous  les  mêmes  pei- 
nes , rétrocéder  , en  tout  ou  en  partie  , fon  Adjudi^ 

cation.  1 * 

* X. 

Il  fera  interdit  par  le  Devis  , aux  Entrepreneurs 
de  faire  plus  d’ouvrages  qu’il  ne  leur  en  a été  adjugé; 
& lorfqu’ils  auront  amaffé , fur  les  berg  es  des  chemins, 
plus  de  matériaux  qu’ils  n’y  étaient  tenus  , ils  ne  pour- 
ront rien  répéter  pour  cet  excédent  de  matériaux  qui 
reliera  au  bénéfice  de  la  route. 

X I. 

Lorfque  les  projets  auront  été  approuvés  par  la 
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Confeil  de  Département  , ils  feront  par  lui  arrêtés  dé- 
finitivement : les  Plans  & Devis  feront  vifés  par  le 
Dire&oire  , & adreffiés  au  Miniflre  , pour  obtenir  l’ap- 
probation du  Roi. 


TITRE  III. 

ïiBTUD  t 

l3  mal 


Des  Adjudications. 


Article  premier. 


Lorfque  le  Directoire  aura  connu  l’intention  du 
Roi,  il  fera  paffer  au  DireCtoire  de  Diftriét  les  Plans, 
Projets  , Devis  & autres  documents  néceffaires  pour 
procéder  à l’Adjudication. 

I I.  < U*{. 

■h  . • -y  \ > 

Les  Adjudications  des  travaux  de  chauffée  en  cail- 
Ioutis  feront  annoncées  au  moins  15  jours  à l’avance, 
& affichées  dans  les  Paroiffes  de  l’arrondiffement  & 
dans  tous  les  Marchés  du  Diftriét.  Les  mêmes  affiches 
indiqueront  dans  quel  lieu  les  Adjudicataires  pourront 
prendre  connaiffance , au  moins  huit  jours  k l’avance,  du 
Devis  & des  claufes  de  l’Adjudication.  Les  Adjudica- 
tions feront  faites  au  jour  indiqué. 

II  I. 


Les  Adjudications*  du  pavage  des  routes  & autres 
travaux  d’art  feront  annoncées  au  moins  un  mois  à l’a- 
vance , & affichées  dans  les  marchés  du  Diftriét  , où 
s’exécuteront  kfdits  travaux,  dans  toutes  les  Villes  du 


7 ' . 

Département,  & même  dans  les  Départements  voilïns, 
fi  befoin  eft.  ^ 

I "Vî,.  r ! 


/ Les  Adjudications  des  travaux  de  chaque  attelier 
feront  faites  tous  les  ans , par  les  Directoires  de  Dif- 
triét , dans  h lieu  ordinaire  de  leurs  féances  , ou  dans 
tel  autre  qu’ils  jugeront  plus  convenable. 


Les  enchères  feront  reçues  , & les  Adjudications 
faites  au  rabais  & au  dernier  Enchériffeur  , à l’extinc- 
tion des  feux  , & de  la  même  maniéré  qu’il  en  eft  ufé 
pour  la  vente  des  biens  nationaux. 


v i. 

1 . 1 *U4  jlK/i  JJlj  iilvi  - D ej  ul/JvJi 

Les  Dire&oires  de  Diftriét  appelleront  les  Ingé- 
nieurs aux  Adjudications. 

V I I. 


Les  Adjudicataires  feront  affujettis  , parles  Devis, 
à les  exécuter  exactement  , fans  s’en  écarter  , fous  quel- 
que prétexte  que  ce  foit;  & ils  ne  pourront  prétendre 
à aucunes  indemnités  , pour  raifon  de  cas  fortuits  ou 
toute  autre  caufe  que  ce  puifle  être  , claufe  qui  fera  ex- 
prefiement  comprife  dans  lefdits  Devis. 

VIII  I J c 

/ ,r.  v , ■ 

Il  eft  fpécialement  recommandé  aux  Procureurs- 
Syndics  de  Diftriâ:  de  veiller  à ce  qu’il  ne  fe  palfe 
rien  de  nuifible  à l’incérêt  public  pendant  les  Adjudica- 
tions j de  dénoncer  tout  ce  qui  leur  paraîtra  tel,  com- 
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me  le  concert  entre  ceux  qui  fe  présenteraient  à l’Ad- 
judication, la  fraude  des  conducteurs  qui  fe  rendraient 
Adjudicataires  fous  des  noms  empruntés;  & de  requé- 
rir tout  ce  qui  leur  Semblera  favorable  au  fuccès  des 
Adjudications. 


:an. 


M I I J i 


I X. 


Nul  ne  pourra  fe  préfenter  pour  les  travaux  , ni 
même  être  admis  à faire  des  offres , s’il  n’eft  reconnu 
capable  & Solvable  au  jugement  du  Direétoire  de  Dif- 
triét , & fans  donner  caution  fuffifante. 

j;  : -j  ' ^ ' 1 !j  V ' - " 

Dans  les  Adjudications  des  travaux  d’Art  , les  Di- 
rectoires de  DiftriCt  font  fur-tout  invités  à s’affurer  que 
ceux  qui  fe  préfentent  aux  enchères  ont  une  capacité 
proportionnée  à l’importance  de  l’ouvrage  qui  eft  l’ob- 
jet de  l’Adjudication. 

; t R ■'  ^ ** 

Dans  le  cas  où  le  rabais  des  Adjudications,  fur  le 
montant  de  l’eftimation  des  Devis  , produirait  des  re- 
venants bons , le  DireCtoire  de  Département  eft  auto- 
rifé  à appliquer  la  Somme  defdits  rabais  en  Supplément 
d’ouvrages  dans  la  même  année  ; en  fuivant  l’ordre  des 
atteliers  qui  auront  été  défignés  par  le  Confeil  pour  ce 

Supplément  , & approuvé  par  le  Roi. 

■ 

X I I.  j. 

Dans  le  cas  où  les  ouvrages  ne  pourraient  être  ad- 
jugés qu’au-deffus  de  l’eftimation  portée  par  le  Devis, 

il 


O 
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il  y fera  pourvu  par  une  réclusion  fur  les  travaux  à faire 
à neuf  dans  le  cours  de  l’année. 

XIII. 

Pour  que  les  objets  contenus  en  chaque  Adjudication 
des  parties  de  routes  neuves  foient  authentiquement 
çonftatés  , un  des  Membres  de  Directoire  de  Diftriét 
fe  tranfportera  > avec  l'Ingénieur  , fur  remplacement  de 
chaque  attelier , pour  y drefier  , en  préfence  de  l’Adju- 
dicataire  , un  procès-verbal  de  l’afiiette  des  ouvrages 
adjugés , contenant  l’indication  des  hauteurs  , longueurs  , 
largeurs  & profondeurs  ; planter  des  piquets  de  renfei- 
gnements , & appofer  tels  autres  fignaux  de  reconnaif- 
fance  qui  feront  jugés  convenables , & dont  il  fera  fait 
mention  dans  le  procès-verbal. 

X I V. 

. • ■*  • f - - : 

Après  que  l’excavation  fera  faite  pour  former  l’en- 
caiflement  qui  recevra  le  cailloutis  , l’Entrepreneur  ne 
pourra  pas  y porter  le  caillou,  avant  que  le  terrain  excavé 
ait  été  vu  & vérifié  , tant  par  l’Ingénieur  que  par  le  Com- 
miflTaire  aux  routes , lefquels  en  drefîeront  Procès-verbaL 
pour  être  rapporté  au  Directoire  du  DiftriCt, 

X V. 

Les  Directoires  de  DiftriCt  adrefferont  à celui  de  Dé- 
partement les  Procès-verbaux  d’Adjudications,  auffi-tôt 
qu’elles  auront  été  faites. 


B 


De  V exécution  des  marchés. 

Article  premier. 

Les  Entrepreneurs  des  routes  neuves  , ou  à mettre 
à l’entretien  fimple  , feront  tenus  d’avoir  exécuté  les 
ouvrages  qui  leur  auront  été  adjugés  pour  l’année,  à 
la  fin  du  mois  d’Oétobre  au  plus  tard. 

I L 

Les  Entrepreneurs  des  routes  à l’entretien  fimple  , 
feront  tenus  d’entretenir  les  routes  en  bon  état  , d’em- 
pêcher que  les  Riverains  n’empietent  fur  les  folfés , n’y 
dépofent  des  fumiers  ou  autres  matières  qui  pourraient 
gêner  le  cours  des  eaux  ; d’enlever  exaélement  les  fables 
qui  pourraient  s’être  amaffés  dans  les  ornières  ; de  rem- 
plir lefdites  ornières  avec  du  caillou  caffé  ou  bon  gra- 
vier ; d’y  faire  tous  les  travaux  néeefiaires  pour  que  le 
chemin  ait  toujours  la  même  régularité  , uniformité  & 
- bombement  ; d’ôter  & d’écrafer  à la  malfe  les  cailloux 
& pierres  mouvantes  qui  fe  trouveront  fur  les  routes, 
& d’enlever  tous  les  décombres  & autres  chofes  qui 
pourraient  embarraffer  la  voie. 

r i r. 

Us  ne  pourront  > dans  les  rechargements  , à-  peine 
d’une  amende  égale  au  quart  du  prix  de  leur  Adjudica- 
tion , employer  auxdites  réparations  aucuns  cailloux 


qui  n’aient  été  préalablement  caffés  à la  mafle  & réduits 
en  cubes  d’un  à deux. pouces  au  plus  , ni  rejetter  au- 
cuns fables  fur  la  chauffée  en  cailloutis. 

I V. 

Les  Entrepreneurs  ne  pourront  dépofer  le  caillou 
d’approvifionnement  fur  les  accottements  des  routes  , s’il 
n’a  été  précédemment  réduit  à la  groffeur  preferite  ; 
mais  ils  feront  tenus  de  le  caffer  fur  le  bord  de  la 
carrière  , pour  qu^l  y dépofe  le  fable  & la  .terre,  dont 
il  pourrait  être  chargé. 

• 

Le  caillou  ne  fera  entoifé  que  dans  l’état  où  il  doit 
être  employé.  Les  Ingénieurs  & Conducteurs  y tien- 
dront févérement  la  main. 

VI. 

Les  Adjudicataires  feront  tenus  de  fe  pourvoir  de 
caiffes  d’entoifement  , dont  le  modèle  & la  jufte  mefure 
feront  indiqués  dans  les  Devis  ; ils  ne  pourront  fe  dif- 
penfer  de  l’ufage  de  cette  machine  ( i ). 

( i ) Un  huitième  de  toife  cube  contient  vingt-fept  pieds  cubes. 

Pour  former  un  folide  convenable  , qui  ait  un  huicieme  de  toif® 
cube  , il  faut  lui  donner  la  figure  d’une  pyramide  tronquée,  ayant  pour 
bafe  un  carré  long  , dit  Parallélograme. 

Dimensions. 

La  grande  bafe  doit  avoir  , fur  le  grand  coté , 7 pieds  de  roi  , & 
furie  petit  côté,  4 pieds. 

La  petite  bafeou  la  partie  fupérieure doit  avoir  , fur  le  grand  côté, 
5 pieds , & fur  le  petit  2 pieds. 

B z 
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VII. 

t * * ( ' * • } » . f p A 'i<l ’ \ V * ; \ 

Les  CommifTaires  aux  routes  & les  Ingénieurs  ne 
recevrontaucuns  approvifionnements , qu’après  avoir  va- 
lablement conftaté,par  des  feéHons  dans  les  entoifements,. 
qu’ils  ne  recèlent  aucuns  cailloux  d’un  volume  fupérieur 
à celui  qui  eft  prefcrit  par  l’Article  III  , & qu’ils  font 
purgés  de  fable  & de  terre. 

v i i r. 

Les  travaux  des  Adjudicataires  feront  infpe&és  par 
l’Ingénieur  en  chef  du  Département , & par  les  Ingé- 
nieurs des  Diftriéts  , lefquels  vifiteront  les  atteliers  le 
plus  fouvent  qu’il  fera  pôfïible* 

I X. 

Chaque  Directoire  de  Diftriél:  nommera  un  de  fes 
Membres  qui  fera  établi  CommifTaire  des  routes  , & qui 
fera  particuliérement  chargé  d’infpeéter  les  ouvrages  du. 
Diftriéh 

X. 

Tous  les  Membres  du  Confeil  du  Diflriéb  feront 
réputés  CommifTaires  de  droit.. 

X l. 

Le  CommifTaire  aux  routes  pourra  , en  cas  de  ma*- 
ladie  ou  de  trop  grand  éloignement , inviter  un  des 


La  hauteur  perpendiculaire  doit  être  d’un  pied  & demi. 

Avec  ces  dimenflons  , on  a un  huitième  de  toife  , à.  une  petite 
fra&ion  près. 
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Membres  du  Confeil  de  DiftriCt  ou  du  Confeil  géné- 
ral du  Département  de  le  remplacer.  Les  Procès-verbaux 
feront  remis  par  eux  au  Commiflaire,  qui  en  fera  le  rap- 
port au  DireCtoire  de  DiflriCt. 

X I I. 

Les  Membres  des  Confeils  de  DiftriCt,  ceux  des  Mu- 
nicipalités, les  Maîtres  dePofte,  Entrepreneurs  de  MelTa- 
gerie,  & 'généralement  toutes  perfonnes  réfidant  dans  le 
voifinage  des  routes  , font  invités  à informer  les  Directoi- 
res de  DiftriCts  des  abus  qui  fe  commettraient  dans  la 
conftruCtion  ou  dans  l’entretien  des  routes. 

X I I I. 

Les  Directoires  de  DiflriCt  & tous  les  Membres  du 
Confeil  de  Département , font  invités  de  faire  palier 
tous  les  trois  mois  au  DireCtoire  de  Département , leurs 
©bfervations  fur  ce  qui  fefera  , tant  à l’avantage  qu’au 
détriment  du  fervice. 

X I V. 

S’il  y avait  nécefîité  ou  utilité  de  faire  quelque  chan- 
gement dans  l’exécution  des  Devis  ; il  en  fera  rendu  comp- 
te au  DireCtoire  de  Département , & ledit  changement  ne 
pourra  être  fait  qu’en  vertu  de  fes  ordres  par  écrit» 


T I T R E V. 

Du  paiement  & du  jugé  parfait 0 

' N 

Article  premie  r. 

Les  Entrepreneurs  feront  payés  en  trois  termes  s:  le 
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premier,  dans  le  courant  de  Mai,  à la  charge  par  eux 
d’avoir  déjà  fait  la  moitié  de  leur  entreprife  ; le  fécond  , 
dans  le  mois  ds  Juillet  , à la  charge  d’en  avoir  fait  les 
trois  quarts  ; & le  troifieme , après  la  réception  des  ou- 
vrages. 

ri. 

Les  deux  premiers  paiements  ne  feront  faits  que 
fur  le  vu  du  Certificat  de  l’Ingénieur,  & en  vertu  des 
mandats  d’à-compte  , qui  feront  délivrés  par  le  Direc- 
toire du  Département. 

I I I. 

Les  Ingénieurs  , avant  de  délivrer  un  Certificat  à 
l’Entrepreneur,  font  expreffément  chargés  de  vifiterles 
ouvrages  ; & lorfqüe  ces  ouvrages  auront  été  commen- 
cés d’une  maniéré  imparfaite,  ils  devront  conftater  les 
défeéluofités , & l’Entrepreneur  fera  contraint  de  les 
réparer  avant  d’être  payé. 

I V. 

La  réception  des  ouvrages  fe  fera  dans  la  forme 
fuivante. 

Le  Commiflaire  des  routes  fe  tranfportera  avec  l’In- 
génieur fur  les  atteliers  , pour  y procéder  en  préfence  de 
l’Adjudicataire  , à la  reconnaifiance  des  fignaux  appo- 
fés  lors  de  l’afîiette  , & dreffer  Procès-verbal  de  l'état 
des  ouvrages  , de  la  réception  qui  en  fera  faite  par  l’In- 
génieur , ou  de  leurs  imperfections  , & de  ce  qui  refiera 
a faire  pour  les  mettre  en  bon  état.  Les  mêmes  forma- 
lités feront  obfervées  à la  fin  de  chaque  année  pour 


eonfiater  le  bon  état  des  routes  mifes  à l’entretien. 

. V. 

Lors  de  ce  Procès-verbal,  le  Commifiaire  ordonnera 
foutes  les  fouilles,  épreuves  & vérifications  nécefiaires , 
pour  eonfiater  la  bonne  qualité  des  ouvrages. 

V I. 

* N 

Le  Commifiaire  & l’Ingénieur  rédigeront  chacun 
leur  Procès-verbal  féparément  ; celui  de  l’Ingénieur 
fera  remis  au  Commifiaire , qui  le  joindra  au  lien. 

V I I. 

Lorfque  les  ouvrages  auront  été  trouvés  dans  un 
état  de  perfeéHon  convenable  , il  fera  délivré  par  l’In- 
génieur à l’Entrepreneur,  un  Certificat  de  parfait,  le- 
quel fera  vifé  par  le  Commifiaire  ; & fur  ces  pièces  feu- 
lement pourra  être  délivré  le  mandat  du  dernier  paiement. 

V I I L 

Lorfqu’ÎI  réfultera  dés  Procès-verbaux  que  les  ou- 
vrages font  imparfaits  , l’Entrepreneur  fera  tenu  de  faire 
fans  retard  les  travaux  nécefiaires  pour  les  mettre  dans 
Pétat  de  perfection. 

r x. 

L’Entrepreneur,  dont  les  ouvrages  auront  été  trou- 
vés imparfaits , & qui  ferait  négligent  de  les  réparer  s 
fera  pourfuivi  pour  être  condamné  à le  faire  fous  un 
bref  délai , & fous  la  contrainte  ftipulée  dans  l’ Adju- 
dication*. 
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X. 


Lorfque  l'Entrepreneur  aura  mis  en  état  de  perfec- 
tion les  ouvrages  qui  avaient  été  trouvés  imparfaits  lors 
de  la  vifite  , l'Ingénieur,  après  en  avoir  dre  (Té  fon  Pro» 
cès-verbal  , lui  donnera  un  Certificat  de  parfait;  & ce 
Certificat  fervira  à conftater  qu’il  a rempli  fon  obliga- 
tion : mais  l’Entrepreneur  ne  pourra  recevoir  fon  der- 
nier mandat  que  fur  le  vifa  du  CommifTaire  aux  routes  , 
qui  vérifiera  fans  retardement  la  perfeéHon  de  l’ouvrage. 

X I. 

Chaque  Dire&oire  de  Diftri<5t  remettra  à celui  de 
Département  les  Procès-verbaux  de  fon  Commiiïaire  & 
de  l’Ingénieur. 

■■mi  mamasgi—  

TITRE  VI. 

N > , 

D E s Ingénieurs . 

Il  y aura  à l’avenir  un  Ingénieur  par  Diftriél  , & 
cet  Ingénieur  réfidera  dans  le  chef-lieu  du  Diftriél. 


TITRE  VII. 

Des  Conducteurs . 


Article  premier. 

Il  y aura  des  Conduéteurs  pour  furveiller  l’exécution 
des  travaux  ; mais  le  nombre  en  fera  réduit  à un  par 

Diftriét  , 
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DiflriCt  , excepté  celui  devRouen  , dans  lequel  il  pourra 
y en  avoir  deux. 

Hila-.l)  tîotfléül  il  l 'àü  I 1. 5n.o*si  S'J^nnc-..  ou 

[ . r • ^ e_  ç r.-  .. 

Le  ConduCteur  fera  tenu  de  réfider  dans  le  chef- 
lieu  du  DiflriCt , auquel  il  fera  attaché  , ou  dans  tel 
autre  lieu  qui  fera  déterminé  par  le  Directoire  de  DiflriCt. 


‘I1033 
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Le  traitement  des  Conducteurs  fera  divifé  en  trai- 
tement fixe  & en  gratifications. 
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Leur  traitement  fixe  fera  de  700  liv!. 


lui j.  3.73 i Ol  £,?[ 
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Il  fera  fait  un  fonds  de  ^,4o,o  liv.  pour  leur  être  dis- 
tribué par  forme  de  gratification,  d’après  l’état  qui  en 
fera  arrêté  par  le  Confeil  de  Département , fur  le  cer- 
tificat des  Ingénieurs  , & d’après  l’avis  des  Directoires 
de  Département  & de  DiflriCt.  ' / -i\y  ■ d 

q f.  miinW  ph  h £•.,£'  ,‘y'ivvj)  iiièl 

Le  maximum  des  gratifications  pour  les  ConduCtçurs, 
ne  pourra  excéder  300  liy. 
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TITRE  VII  I. 

Des  Cantonniers. 
Article  premier. 


■>  „»:to 
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Il  y aura  des  Cantonniers , lefquels  feront  commis 
: payés  par  l’achniniflration  du  Département: 

C 
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I I. 


•|V 


Ces  Cantonniers  feront  fournis  à l’infpeéHon  des  In- 
génieurs & Conduéteurs  de  chaque  Diftriél  : fur  le 
rapport  qui  fera  fait  par  ces  derniers  , de  l’inexaéti- 
tude  ou  de  l’imperfeéHon  du  travail  des  Cantonniers  , 
ils  pourront  être  deftitués  par  le  Dire&oire  de  Dé- 
partement , fur  l’avis  de  celui  du  Diftriét. 


I I I. 


Les  Cantonniers  ne  pourront  fe  diftraire  des  ob- 
jets de  leur  fervice  perfonnel , pour  s’occuper  des  cho- 
fes  qui  font  à la  charge  de  l’Adjudicataire , comme 
d’extraire , tranfporter , caffer  ou  entoifer  les  cailloux 
que  l’Adjudicataire  doit  fournir  rendus , caffés  & en- 
toifés  fur  lâ  route  . même  quand  l’Adjudicataire  lui 


eri 

al  ’iu 
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il  IIU 


I V. 


Il  leur  fera  enjoint  , au  contraire  , de  s’occuper  de 
leur  fervice,  fans  diftraéfion ; de  réfifter  à l’Adjudica- 
taire qui  tenterait  de  les  en  détourner,  & de  le  dénon- 
cer à MM.  les  Procureurs-Syndics  de  Diftriét  , foit 
pour  raifon  de  ces  tentatives  , foit  lorfqu’il  laiflera 
manquer  de  cailloux  caffés  & prêts  d’être  employés  : 
s’ils  font  tcôuvîs  fans  occupation  pour  cette  caufe  , ils 
en  feront  refponfables  & perfonnellement  punis , dans 
le  cas  où  ils  n’en  auront  pas  donné  l’avertiffement. 

* 1 I M 1 SI  * J - - r -1  A 
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Aucun  Cantonnier  ne  pourra  changer  de  cantonne- 
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ment  , fans  une  autorifation  expreffe.  du  Dire&oire  du 
Difirid  , & fans  avoir  reçu  à cet  effet  une  nouvelle 
commiflion. 


TITRE  T X. 

ivo~-  ■ . n )/(  : k ! C'J  snp  c Vüî  -v  ‘ pia'*’ 

Réglés  de  conduite  pour . tes  Cantonniers. 


Article  premier. 


Les  Cantonniers  feront  tenus  de  porter  à leur  cha- 
peau ou  bonnet  une  plaque  de  cuivre  empreinte  d’une 
fleur-de-lys. 


Chaque  Cantonnier  fera^tenu  d’avoir  avec  lui  , far 
la  route  , une  pioche,  une  bêche , une  pelle , une  brouette, 
un  rateau  de  fer  & une  malle  de  fix  livres.  L’achat 
& l’entretien  de  ces  outils  feront  à fes  frais;  & lorf- 
qu’il  en  fera  trouvé  dépourvu  , ou  qu’ils  feront  de  mau- 
vaife  qualité  , fes  falaires  lui  -feront  retenus  jufqu’à  ce 
qu’il  foit  reconnu  qu’il  les  a tous  bien  conditionnés. 


I I I. 

■i  ch  npi'rtu'j  nj'.i  irj 

Paroiffe  la  plus  voiline  de  fon  Canton. 

ii  y. 


Chaque  Cantonnier  . fera  tenu , de  rélider  dans  la 


Les  Cantonniers  feront  obligés  d’être  tous 
ouvrables  fur  leur  Canton  de  Route , & de 
ployer  afliduement  à leur  ouvrage , au  plus 


heures  du  matin  depuis  la  mi-Mars  jufqu’à  la  mi-Sep- 
tembre  ; & dans  les  autres  temps  de  l’année , une  demi- 
heure  avant  le  lever  du  lbleil. 

-i.  9 i I * • * I * * I < Il  V • J 

V. 

Us  ne  pourront ife  retirer  & quêter  leur  ouvrage  , 
fous  quelque  prétexte  que  .ce  foit , ( même  pour  pren- 
dre leurs  repas , qu’ils  porteront  avec  eux  ) avant  fept 
heures  du  foir  depuis  la  mi-Mars  jufqu’à  la  mi-Sep- 
tembre  ; & dans  les  autres  temps  de  l’année  , qu’une 
demidaeure  après  le  coucher  du  foleih. 


otlr/b 
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V I. 


ri  r 


Les  temps  de  pluie  , de  neige , ne  fourniront  point 
aux  Cantonniers  un  motif  cPexcufe  pour  les  difpenfer 
de  fe  trouver  fur  ln  route*;  ils.  ne  pourront  fe  mettre 
à l’abri  que  dans  les. lieux  voifins  de  leur  ouvrage, 
& feulement  dans  les  moments  ou  la  pluie  où  la  neige 
tomberaient  avec  trop  d’abondance.  Dans  les  inter- 
valles,; ils  s’emploieront  aux  travaux  propres  à la  fai- 
fon  & aux  circonftances. 

j ...  _ 1 jT.  : * - * - 1 - « - * • 

/ .V  I I. 

Aux  jours  de  Dimanche.  & de  Fête , les  Canton- 
niers veilleront  fur  leur  canton  de  route  à ce  qu’il  ne 
U antn.  •nbibi  vtiîl  r , ' . , . r . . , 

s’y  pane  aucuns  abus,  expliques  ci-apres  , qui  en  opé- 
reraient la  détérioration  ; & fi  dans  ces  jours , il  furve- 
nait  quelque  befoin  de  travail  prelfé  , tel  que  celui  d’ar- 
rêter ou  de  détourner  une  ravine.,  de  relever  des  ter- 
okili*  oî  0,$^ 1 i. 
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feront  tenus  de  s’y  employer  comme  aux  autres  jours. 


V I I L 
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Le  Cantonnier  qui  fera  obligé , pour  caufe  de  ma- 
ladie ou  d’affaires  indifpenfables  , de  s’abfenter  de  la 
route  , & de  fufpehdre  fon  fervice ,:  ne  pourra  le 
faire  qu’en  mettant  à fa  place  un  autre  ouvrier  âgé 
au  moins  de  vingt  ans  , en  état  de  le  remplacer  , & 
en  avertiffant  aufîi-tôt  l’Ingénieur  du  Diflriét,  afin  que 
dans  le  cas  d’infuffifance  de  l’ouvrier  fubflitué  , il  en 
foit  propofé  un  'autre,  dont  les  falaires  feront  payés  aux 
dépens  de  ceux  du  Cantonnier. 

I X. 


Toutes  les  fois  qu’il  fera  conflaté  que  le  Canton- 
nier fe  fera  abfenté  , hors  le  cas  ci-deffus , ou  que 
paraiffant  fur  la  route,  il  aura  négligé  d’y  travailler 
avec  exaéHtude  , il  fera  puni  par  la  retenue  qui  fera 
faite  fur  fes  falaires  de  la  fomme  de  trois  livres  pour 
Ta  première  fois  , de  fix  livres  pour  la  fécondé  , qui 
feront  employées  en  journées  d’ouvriers  fur  fon  can- 
tonnement ; & pour  la  troifieme  fois,  il  fera  destitué 
avec  perte  de  neuf  livres , fur  ce  qui  lui  fera  dû,  qui 
feront  également  employées  en  journées  d’ouvriers  fur 
fon  cantonnement.  ' , , 


TITRE  X. 

Détail  du  fervice  & des  fonctions  de s Cantonniers 
Article  premier. 

Le  travail  journalier  des  Cantonniers  , auquel  feuii 
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ils  feront  tenus  de  s’employer  afüduement  & exclufi- 
vement , confiée  à bien  foigner  l’entrefien  des  chauf- 
fées de  leur  cantonnement  ; de  maniéré  qu’il  ne  s’y 
trouve  ni  flâches  ni  ornières , & qu’elles  foient  tou- 
jours bien  roulantes. 

I I. 

Ils  feront  tenus  de  rabattre  les  ornières  , aufli-tôt 
qu'elles  commenceront  à fe  former  ; en  obfervant  de 
les  garnir  de  cailloux  , après  les  avoir  bien  nettoyées 
de  la  boue  qui  s’y  trouvera.  Il  leur  eft  défendu  de  les 
remplir  avec  la  terre  ou  la  boue  qui  fe  fera  élevée 
fur  leurs  bords.  , 

III. 

Il  leur  eft  enjoint  de  raftembler , fur  les  chauffées 
en  cailloutis,  tous  les  cailloux  qui  s’en  écarteront,  de 
cafter  les  pierres  trop  groftes  qui  pourront  s’y  ren- 
contrer , & de  porter  & répandre,  fur  les  chauffées,  les 
cailloux  approviftonnés  , aux  endroits  qui  en  auront 
befoin , pour  qu’elles  confervent,  tant  leur  niveau,  que 
leur  pente  & leur  bombement. 

I V. 

Il  leur  eft  enjoint  de  faciliter  l’écoulement  des  eaux 
dans  les  foftés  de  la  route  , en  faifant , fur  les  berges, 
les  bâillements  , rechargements  ou  dreftements  de  ter- 
rains néceftaires  , & en  curant  & approfondiftant  les 
parties  du  fofté,  où  les  eaux  amaftées  n’ont  point  aftez 
d’écoulement. 


Dans  les  temps ‘de  gelée,  ils  s’occuperont  foigneu- 
fement  de  cafler  les  glaces  qui  fe  trouveront  fur  la 
route  ; & s’il  y a des  neiges  abondantes  , ils  les 
relèveront , pour  débarraffer  le  palfage.  r: 


Les  Cantonniers  veilleront  à ce  qù’il  ne  foit  fait 
aucun  dépôt  de  bois,  pierres,  terres,  fumiers  ou  au- 
tres encombrements  quelconques  fur  les  chauffées  & 
accottements  , ou  dans  les  folfés  de  la  route.  Ils  aver- 
tiront ceux  qui  fe  trouveront  en  faute  à cet  égard  , 
de  la  réparer  fur  le  champ,  en  enlevant  ces  dépôts  ; 
& , en  cas  de  refus  , ils  en  avertiront  , fans  délai  , 
tant  M.  le  Procureur-Syndic  , que  l’Ingénieur  du  Dif- 
triéh 


Les  Cantonniers  veilleront  de  même  à ce  qu’il  ne 
foit  fait  aucun  enlevement  de  cailloux , pierres  , pavés  , 
terres  ou  fables  fur  les  chauffées  , accottements , ou 
dans  les  folfés  de  la  route  ; à ce  qu’il  ne  foit  arraché 
aucun  arbre  ou  borne , ni  détruit  aucuns  parapets.  Ils 
feront  leur  rapport  contre  ceux  qu’ils  trouveront  cou- 
pables de  ces  délits  , & en  donneront  avis  à M.  le' 
Procureur-Syndic  & à l’Ingénieur  du  Diliriét. 


Ils  veilleront  encore  à ce  qu’il  ne  foit  fait  aucunes 
entreprifes  fur  le  terrain  de  la  route , foit  par  des  proion- 
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gements  de  labourage  dans  les  talus  ou  dans  rempla- 
cement des  foftes  & accotterrients  , foit  par  des  conftruc- 
tions  de  bâtiments  ou  de  murs  de  clôture  qui  en  en- 
taméroient  l’alignement,  ou  par  des  plantations  d’ar- 
bres , à moins  de  ftx  pieds  du  bord  extérieur  des  fof- 
fés  ; & à ce  qu’il  ne  foit  percé  aucunes  marnieres  , fa- 
blonnieres  , carrières,  bettoires,  ni  fait  aucunes  fouil- 
les de  ce  genre , qu’à  32  toifes  de  diftance  du  bord 
de  la  route.  En  cas  qu’il  fe  commette  quelques  con- 
traventions de  ces  efpeces , ils  en  feront  leur  rapport  f 
& en  donneront  avis,  comme  il  eft  dit  dans  les  articles 
précédents. 

1 X- 

Les  Cantonniers  prendront  garde  à ce  que  les  En- 
trepreneurs ou  Adjudicataires  , lorfqu’ils  formeront  les 
amas  de  cailloux  d’approvifionnement , n’y  en  mettent 
que  de  la  grofteur  convenable  à être  employés  pour 
l’entretien  ; à ce  qu’ils  les  enlevent  hors  de  la  route 
pour  les  cafter,  lorfqu’ils  ne  l’auront  pas  été  d’abord 
fuffifamment , & à ce  qu’ils  ne  garnirent  pas  de  terre 
ou  de  fable  l’intérieur  des  tas  d’approvifionnement.  S’il 
eft  commis  quelqu’un  de  ces  abus,  le  Cantonnier  qui 
n’en  aura  pas  averti , en  fera  rendu  refponfable  & per- 
fonnellement  puni. 

X. 

Il  eft  fpécialement  recommandé  aux  Cantonniers 
d’être  exalte  dans  tous  les  temps  à aider  & fecourir 
les  Voyageurs,  auxquels  il  arrivera  quelqu’accidenc  fur 

la 
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la  route , foit  par  le  bris  de  leurs  voitures  ou  charret- 
tes , foit  de  toute  autre  maniéré. 

X I. 

Les  Cantonniers  font  avertis  que  le  Directoire  de 
Département  tiendra  foigneufemenç  la  main  à l’exécu- 
tion de  tout  ce  qui  eft  contenu  au  préfent  ; parce  qu’il 
s’agit  d’un  fervice  public  qui  ne  peut  pas  être  négligé, 
& parce  que  les  Cantonniers  font  payés  des  deniers 
publics,  qui  ne  doivent  pas  être  employés  fans  fruit. 

En  conféquence  , le  Confeil  recommande  aux  In- 
génieurs, enjoint  aux  Conducteurs,  & invite  tant  MM. 
les  Adminiftrateurs  de  Département  & de  DiftriCts , 
que  les  Membres  des  Municipalités,  de  veiller  exacte- 
ment à la  maniéré  dont  les  Cantonniers  feront  leur 
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fervice  ; enforte  que  ceux-ci  ne  puilfent  pas  efpérer  d’y 
manquer  en  aucune  partie  impunément. 

X I I. 

La  peine  des  Cantonniers  fera  la  deftitution  dès 
la  première  fois,  dans  tous  les  cas  graves  , tels  que 
l’infubordination  à l’égard  du  Direétoire  de  DiftriCt  ou 
de  l’Ingénieur  ; l’intelligence  avec  l’Adjudicataire  pour 
commettre  ou  difïimuler  des  abus  dans  le  travail  ; les 
fraudes  & contraventions  perfonnelles  , comme  ventes 
par  eux  faites  des  fables , cailloux  , ou  autres  maté- 
riaux de  la  route , &c. 

Quant  aux  fautes  qui  procéderont  de  leur  négli- 
gence ou  inexactitude  dans  le  travail , & de  l’inobfer- 
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vance  de  tout  ce  qui  leur  eft  prefcrît  pour  le  détail 
de  leurs  fonctions,  les  peines  feront  la  retenue  de  trois 
livres  fur  leurs  falaires , pour  la  première  fois  ; la  re- 
tenue de  fix  livres  , pour  la  fécondé;  & enfin,  la  des- 
titution , avec  perte  de  neuf  livres  , pour  la  troifieme , 
comme  il  eft  dit  en  l’article  IX  du  Titre  IX. 

Fait  & arrêté  à Rouen  , ce  il  Décembre  1791. 
Signés  , C.  HERBOUVILLE , Préfident  ; NIEL,  Se- 
crétaire général. 
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